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Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van Hogeweg. 

Portefeuillehouder Wethouder A. Sandbergen 


Korte inhoud: 

In het meerjaren planning is voor 201 3 €360.200,- vastgelegd voor de riolering op de Hogeweg, wij 
stellen voor om €170.000,- van het krediet in 2010 beschikbaar te stellen. Het restant van het 
krediet, €190.200,-, zal in 2013 gebruikt worden om het restant van het riool in de Hogeweg te 
vervangen. 

Historische en bestuurlijke context: 

Bij de vaststelling van het project LDC heeft men bepaald dat de uitrit van de parkeergarage in de 
C.SIegersstraat is gesitueerd. Naar aanleiding van deze vaststelling is er door een adviesbureau 
een circulatieplan opgesteld voor het centrum van Zandvoort. Uit het circulatieplan volgt dat het 
voorstel is er een ovonde (ovale rotonde) aan te leggen op het kruisingsvlak Hogeweg / 
C.SIegersstraat. Gezien het gebruik van de Hogeweg tot einde werkzaamheden LDC is het niet 
mogelijk om de ovonde aan te leggen voordat de parkeergarage begin 201 1 wordt opengesteld. 

Het is echter noodzakelijk om de C.SIegersstraat voor opening van de parkeergarage geschikt te 
maken voor gebruik als toerit naar de parkeergarage. Het kruisingsvlak en de C. Slegersstraat 
dienen hiervoor heringericht te worden. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de inrichting van de 
C.SIegersstraat zodanig wordt uitgevoerd dat tijdens de aanleg van de ovonde (in 2013) de 
parkeergarage open kan blijven voor publiek. 

Wat willen wij bereiken? 

Het krediet ten behoeve van de vernieuwing van de riolering op de Hogeweg voor een gedeelte van 
€170.000,- nu reeds beschikbaar te stellen in plaats van 2013. Het restant van het krediet 
(€190.200,-) aan te vragen in 2013. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De C. Slegersstraat tussen in/uitgang parkeergarage LDC wordt definitief ingericht conform de 
beeldkwaliteit van het LDC. De riolering op het kruisingsvlak Hogeweg / Grote Krocht wordt 
vervangen, vooruitlopend op de vervanging van de totale riolering Hogeweg. De maaiveld inrichting 
wordt geschikt gemaakt voor verkeer naar en van de parkeergarage in de C. Slegersstraat. De 
riolering en de herinrichting van het gedeelte Hogeweg tussen de Grote Krocht en Thorbeckestraat 
wordt in 2013 aangelegd. 
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Wat mag het kosten? 

De uitvoeringskosten van €340.000,- worden op de volgende wijze bekostigd: 
in de meerjaren planning is voor 2013 €360.200,- vastgelegd voor de uitvoering van riolering 
Hogeweg. We stellen voor om €1 70.000,- van het vastgestelde krediet in 201 0 beschikbaar te 
stellen. €80.000,- wordt gedekt uit het, reeds vastgestelde, krediet van de inrichting openbare ruimte 
LDC; 

€90.000,- wordt gedekt uit het, reeds vastgestelde, begrotingsproduct onderhoud wegen. 

Wanneer is het klaar? 

Het streven is om de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2010 uit te voeren. 

Wie is de verantwoordelijke? 

De Raad zal tot een besluit moeten komen over de financiering. Het college is verantwoordelijk voor 
de tijdelijke inrichting van het kruisingsvlak Hogeweg / C. Slegersstraat. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 

De portefeuillehouder zal de planning van de werkzaamheden terugkoppelen aan de raad. 

Communicatie 

De direct betrokkenen ontvangen een uitnodiging voor een overleg. Verder zal er via een persbericht 
gewezen worden op de werkzaamheden, planning en ontwerp. 

Voorstel: 

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 

Het krediet ten behoeve van de vernieuwing van de riolering op de Hogeweg voor een gedeelte van 
€170.000,- nu reeds beschikbaar te stellen in plaats van in 2013. 


Burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
de secretaris, de burgemeester, 


Bijlage(n): 
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